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ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿನೆಯೆ | ಕಾಡಲಸಂಗಮ `ಅಭವ್ಯದ್ಧ `ಪ್ರಾಧಕಾರದ ವತಹಂದ ಪರಧಾಮ 
ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು, ಮೇ: ಕೆ.ಎಂ.ವ್ಪಿ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು/ ಹೈದ್ರಬಾದ ಇವರಿಗೆ 
ವಸ್ತುಸಂಗಹಾಲಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜುಲ್ಯೆ 2020ರ 
ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 


ಪೊರ್ಣವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, | ಮ್ಯೊಜಿಯೆಂ ಕೆಟ್ಟಡದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ 'ಮುವ್ಯ `ವಾಸ್ತು 
ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಲಿಯವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 03.08.2018 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ 
ಕಾರಣಗಳೇನು; ದೊರೆತ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ 


ಹೌದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಇ 14 ಆರ್‌ಇಹೆಚ್‌ 20. 


ಕಲಾ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ನೇಮಕ | ದಿನಾಂಕ: 12.02.2020ರ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ತಜ್ಞರ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, | ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನೇಮಕ ಮಾಡದೇ ಇರಲು 

ಕಾರಣಗಳೇನು; 

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ``ಎಷ್ಟು|ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹7605 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; 


ಪೆಸ್ತುತ `ಎಷ್ಟು'` ಅನುದಾನ `ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 9 


[ಸರ್ಕಾರದ್‌ `'ಆಡೇತ ಸಂಖ್ಯೆ `'ಜಸಂಇ 227 ಕೆಜಿಎನ್‌ "2016, 
ದಿನಾಂಕ: 13.07.2017ರಲ್ಲಿ ಸಿನ್ನಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ £59.37 
ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಇ 91 
ಆರ್‌ಇಹೆಚ್‌ 2015, ದಿನಾಂಕ: 03.03.2017ರಲ್ಲಿ ಬಸವ 
ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ 
ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್‌ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಶಿಲ್ಲಕಲೆ, 3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 
ಡಯರಾಮ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ₹16.68 ಕೋಟಿ, 
ಒಟ್ಟು $76.05 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 24 ಆರ್‌ಇಹೆಚ್‌ 2020 


ಯ 
(ಆಡ್‌. ಅತೋ 
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


